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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 186 

20 Μαΐου 2005 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


( 1 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
Αριθμ. 3416 

Ο Δήμαρχος Βασιλικών διακηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έρ¬ 
γου «Αντικατάσταση προβληματικού αγωγού μεταφοράς 
νερού από τα αντλιοστάσια του Δ.Δ. Σουρωτής στις δεξα¬ 
μενές». Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6 Ιουνίου του έτους 
2005 ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλι¬ 
κών από την αρμόδια Επιτροπή. 

Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών η 09.30 π.μ. 
και ώρα λήξης η 10.00 π.μ. Αν για οποιαδήποτε σοβαρό λό¬ 
γο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 6.6.2005 τότε θα διενερ- 
γηθείτην 9.6.2005 ημέρα Πέμιπη με ώρα έναρξης παραλα¬ 
βής των προσφορών η 09.30 μ.μ και ώρα λήξης η 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους όρους και με πί¬ 
στωση για το έτος 2005,30.000 ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών ανέρχεται σε 114.240 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
Απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής 1.892,82 ευρώ. 

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε 
τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμ¬ 
βασης στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ ΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν 
στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Κ.Ο.Χ) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών εφόσον είναι εγγεγραμμένες ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη. 


2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985( Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
υπο τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφορών κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10%του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροί¬ 
ζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλϋτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση) ορί¬ 
ου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Γνώση της αναλυτικής διακήρυξης και της μελέτης, κα¬ 
θώς κοίτα έντυπα προσφορών, μπορούν να λάβουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Βασιλικών 
(έδρα Δημοτικό Διαμέρισμα Βασιλικά) τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Πληροφορίες στο Δήμο Βασιλικών τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες (Κετσερίδου Ειρήνη, τηλ. 2396022214. 

Βασιλικά, 18 Μαΐου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Αριθ. 9567 

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει ότι γίνεται δημόσιος 
μειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 11389/23.3.1993 
Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 185/1993 - ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑ¬ 
ΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥ¬ 
ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για την προμήθεια «Ειδών 
Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Βό¬ 
λου για το έτος 2005» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΚΑ¬ 
ΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ(195.000,00 €). 

Η δημοπρασία θα γίνει την Μην του μήνα Ιουνίου του 
έτους 2005 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12.00' έως 13.00' 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστη¬ 
μα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες έχουσες από 
το Νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση 
που η επιχείρηση περιβάλλεται την εταιρική μορφή θα 
πρέπει να αποδείξει με την προσκόμιση του καταστατικού 
της τη νόμιμη εκπροσώπηση της. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 5% επί των ειδών ή αντικειμένων που θα καταθέ¬ 
σουν προσφορά, σε γραμμάτιο Τ.Π. και Δ. ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένη κατά 
τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο, που θα απευθύνεται 
στο Δήμο Βόλου. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
Τμήμα Προμηθειώντου Δήμου Βόλου τηλ. 24210-92101. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερώνονται για 
τους όρους της διακήρυξης, την Τεχνική Περιγραφή και 
τον Προϋπολογισμό από το Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Δήμο Βόλου. 

Βόλος, 17 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥ 
-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Αριθ. 9565 

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει ότι γίνεται ανοικτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80, για την προμή¬ 
θεια «Γραφικής ύλης» ενδεικτικού προϋπολογισμού δρχ. 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ(45.000 €) συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 8η του μήνα Ιουνίου του 
έτους 2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον 
της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι έχοντες από το Νόμο 
απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση που η επι¬ 
χείρηση περιβάλλεται την εταιρική μορφή θα πρέπει να 
αποδείξει με την προσκόμιση του καταστατικού της τη νό¬ 
μιμη εκπροσώπηση της. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σό ίσο προς το 3% του ενδεικτικού προϋπολογισμού επί 
των προσφερομένων ειδών, σε γραμμάτιο Τ.Π. και Δ. ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντε¬ 
ταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο, που θα 
απευθύνεται στο Δήμο Βόλου. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
Τμήμα Προμηθειώντου Δήμου Βόλου τηλ. 24210-92101. 


Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερώνονται για 
τους όρους της διακήρυξης, την Τεχνική Περιγραφή και 
τον Προϋπολογισμό από το Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο της προμήθειας. 

Βόλος, 17 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥ 
-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Αριθ. 9569 

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει ότι γίνεται δημόσιος 
μειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 11389/23.3.1993 
Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 185/93 - ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟ¬ 
ΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ¬ 
ΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ), για την προμήθεια «Ειδών Ατομι¬ 
κής Προστασίας (δερμάτινα) για το προσωπικό του Δήμου 
Βόλου για το έτος 2005» ενδεικτικού προϋπολογισμού 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ (39.000,00 €). 

Η δημοπρασία θα γίνει την Μην του μήνα Ιουνίου του 
έτους 2004 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12.00' έως 13.00" 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστη¬ 
μα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες έχουσες από 
το Νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση 
που η επιχείρηση περιβάλλεται την εταιρική μορφή θα 
πρέπει να αποδείξει με την προσκόμιση του καταστατικού 
της τη νόμιμη εκπροσώπηση της. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 5% επί των ειδών ή αντικειμένων που θα καταθέ¬ 
σουν προσφορά, σε γραμμάτιο Τ.Π. και Δ. ή εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένη κατά 
τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο, που θα απευθύνεται 
στο Δήμο Βόλου. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
Τμήμα Προμηθειώντου Δήμου Βόλου τηλ. 24210-92101. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερώνονται για 
τους όρους της διακήρυξης, την Τεχνική Περιγραφή και 
τον Προϋπολογισμό από το Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρϋνουντο Δήμο Βόλου. 

Βόλος, 17 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥ 
-Φ- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ 
Αριθ. 964 

Ο Δήμαρχος Λαμπείας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑ- 
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ΜΠΕΙΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 68.000,00 € (με 
Φ.Π.Α.) από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.και Α. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρσθπ.δ. 609/1985). 

Η δημσπρασία θα γίνει στις 2 Ισυνίσυ 2005, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία, τότε θα διενεργηθεί στις 9 Ιουνίου 2005, ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κσινοπρα- 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ. Ε. Α1 τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, καθώς και Εμπειρσ- 
τέχνες γραμμένοι στα Νομ. Μητρώα για αντίσταιχα έργα. 

Η Εγγύηση συμμετσχής στσ διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.120,00 €, στην περίπτωση πσυ τσ προαναφε- 
ρόμενσ ποσσστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύ¬ 
τερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της σύμβα¬ 
σης, ο ανάδοχος υποχρεσύται να πρσσκομίσει επιπλέον 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα μετά ορι¬ 
ζόμενα στην § 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τρεις (3) μή¬ 
νες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, για συμπλήρωση, 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία του Φορέα τουλάχιστον και δύο (2) εργάσιμες ημέ¬ 
ρες, πριν από την ημέρα υποβσλής των πρσσφορών (χω¬ 
ρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και να χο¬ 
ρηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας, από την υποβσλή της αίτησης χορήγησης. 

Πληρσφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26240- 
81092) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας ( τηλ. 26210-33524 & 
22492) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμπεία, 18 Μαΐσυ 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-Φ- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 
Αριθ. 2544 

1. Ο Δήμαρχος Πελλάνας Λακωνίας διακηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, μετσ σύστημα 
πρσσφσράς, με επιμέρους ποσσστό έκπτωσης κατά αμά¬ 
δες τιμών, σε συμπληρωμένα τιμολόγια ομαδοπσιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 
4, παραγρ. 4 βτου ν. 1418/1984, /84 και άρθρο 7του π.δ. 
609/1985) για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΔΑΛΙΟΥ» 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός ταυ έργου είναι 
53.550,00 Ευρώ. 

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται απρόβλεπτα 
ύψους 5.719,03 ευρώ, ποσό για αναθεωρήσεις 1154,07 
ευρώ και Φ.Π.Α. 8.550,00 ευρώ. Ο πρσϋπολογισμός (με 
ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα) αφαρά: 

Υδραυλικά έργα ή Ηλεκτρσμηχανσλογικά έργα: 
43.845,93 ευρώ. 


3. Τόπσς εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή Δ.Δ Πελ¬ 
λάνας του Δήμου Πελλάνας Ν. Λακωνίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνι¬ 
κό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους της ανα¬ 
λυτικής διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Πελλάνας στο Καστόρι Ν. Λακωνίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, σρίζεται η 13η Ιουνίου 2005, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την τότε θα διενεργηθεί την 30η Ιουνίσυ 2005, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Η κατάθεση των πρσσφσρών θα γίνει ιδιοχείρως από 
τσν νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά στην 
αποσφράγιση των οικσνομικών πρσσφορών, θα είναι δη¬ 
μόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή ανα¬ 
γράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Τσ έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις έτους 2004 
του έργου 2001ΣΕ000002, που αποδόθηκαν στον Δήμο 
με τις υπ’ αριθ: 33103/2004 και 42072/2004 Αποφάσεις 
τσυ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις πσυ προ- 
βλέπσνται για τα έργα αυτά, περιλαμβανσμένης και της 
κράτησης 6%ο τσυ άρθρσυ 27 παρ, 34-37 του Ν. 2166/93 
(ΦΕΚ137Α/24.8.1993). 

7. Στο διαγωνισμό γίνσνται δεκτές Μεμσνωμένες εργσ- 
ληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στσ Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,εφόσον ανήκουν στηνΑΙ ήΑ2ή Ιητάξηγια 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Α1 ήΑ2ή Ιητάξηγιαέρ- 
γα κατηγορίας Η/Μ ή εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα κατηγορίας Υδραυλικών ή Η/Μ ανάλογης δυνα¬ 
μικότητας πτυχίου. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργσληπτών, εφόσσν είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτσύς και σε τάξη και κατηγσρία αντίστσι- 
χη με τις κατηγσρίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ έργων του Ελ¬ 
ληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργσληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε σποισνδήπστε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τσυς υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμσνω- 
μένα ή σε ένα μόνα κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημσσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης τσυ διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιριών, αυτές για την υπσγραφή του 
συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με την μορφή 
κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα 
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με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 35 του 
π.δ. 609/1985. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζό- 
μενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜ ΕΔΕ ή Τραπεζών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ¬ 
ρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευ- 
όμενες από τη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα 
ύψους 877,00 ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στην Ανα- 
θέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στη παρ. 
1 τσυ άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική 
επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα εί¬ 
ναι μικρότερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την 
ημέρα του διαγωνισμού. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες. 

11. Η χρηματοδοτική ικανότητα των συμμετεχόντων 
πρέπει να αποδεικνύεται από κατάλληλες τραπεζικές βε¬ 
βαιώσεις, τους δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπά¬ 
σματα τους των τριών τελευταίων ετών συνοδευόμενους 
από βεβαίωση ορκωτού λογιστή και από υπεύθυνη δήλω¬ 
σή τους για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της 
Επιχείρησης για τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην διακήρυξη. 

Δυνατότητα περιορισμού των στοιχείων της ανωτέρω 
παραγράφου. 

- Οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις, μπορούν να μηνπροσκομίσουντα 
δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 11., δεδομέ¬ 
νου ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση σε ισχύ ότι είναι εγ¬ 
γεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

- Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις των άλλων κρατών - με¬ 
λών της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ που θα προσκομίσουν πιστο¬ 
ποιητικό εγγραφής στους επίσημους καταλόγους ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών των κρατών μελών, εκδιδόμε- 
νο από Αρμόδια Αρχή και που θα μνημονεύονται τα 
δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον 
κατάλογο, καθώς και η κατάταξη που προκύπτει από τον 
κατάλογο αυτό, μπορούν να μην προσκομίσουν τα δικαι- 
ολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 11. 

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο- 
πράτησηςπου αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοι¬ 
χεία 2, 3,4, 5, 6, 7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης διατί¬ 
θενται από τον Δήμο Πελλάνας, στο Καστόρι Αακωνίας, 
Τ.Κ 23059, τηλ. 27310 57220. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία του Δήμου Πελλάνας καταβάλλοντας τα έξοδα 
αναπαραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία κόστους 
(20 ευρώ). 

Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοι¬ 
χείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.τ.λ., στα 
γραφεία του Δήμου Πελλάνας, κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με 
δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεως τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 


Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 12 
δαπάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή 
στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη 
δημοπράτησης, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με 
την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέ¬ 
τουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους 
στον ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επι- 
λέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - 
δεμάτων κ.λπ., η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες αυ- 
τέςτα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα 
έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου 
Πελλάνας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέ¬ 
φωνο 27310-57220. 

Καστόρι, 17 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΑΟΣ Η. ΝΙΚΟΑΑΚΑΚΗΣ 
-Φ- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΑΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΑΜΠΕΙΑΣ 
Αριθ. 965 

Ο Δήμαρχος Ααμπείας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. Δ. ΑΑΜΠΕΙΑΣ» προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης 48.000,00 € (με Φ.Π.Α.) από πιστώ¬ 
σεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α.. 

Η υποβολή ίων προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρσέπ.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2005, ημέρα Δε¬ 
ύτερα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
οτην έδρα του Φορέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία, τότε θα διενεργηθεί στις 13 Ιουνίου 2005, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. Α1 τάξης και άνω 
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και Εμπειροτέχνες γραμ¬ 
μένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα. 

Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 800,00 €. 

Στην περίπτωση που το προαναφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12 
%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα οτην § 2 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου χρεις (3) μή¬ 
νες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, για συμπλήρωση, 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία του Φορέα τουλάχιστον & δύο (2) εργάσιμες ημέρες, 
πριν από την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και να χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, 
από την υποβολή της αίτησης χσρήγησης. 
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Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26240- 
81092 ) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας (τηλ. 26210-33524 & 
22492) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμπεία, 18 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο τα¬ 
κτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια ειδών υγιει¬ 
νής - καθαριότητας για τις λειτουργικές ανάγκες των Δη¬ 
μοτικών Παιδικών Σταθμών και της Δ/νσης Κοιν. Υπηρε¬ 
σιών, π.δ. 40.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Θ διαγ/σμός θα διενεργηθεί την 2 Ιουνίου 2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:30 - 11:00 (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) , στο γραφείο 304του Δημοτικού Καταστήματος (Βε- 
νιζέλου 45, όρ. 3°ή από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγω¬ 
γής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγ/σμό ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α., σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή από ανα¬ 
γνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος 6 (έξι) μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασκούν την 
παρασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών, γραμ¬ 
μένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Θι εταιρείες οποιασδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Θι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών όρων του διαγωνισμού από το Λογιστήριο της 
Δ/νσης Κοιν. Υπηρεσιών, οδός Παπαρηγοπούλου 7, 1°*^ 
όροφος Αικ. Αλατζά, τηλ. 2310/534236, όλες τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 3 Ιουνίου 2005 και ώρα 8:00 - 8:30. 

Θ Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΘΠΘΥΛΟΣ 
-Φ- 

(9) 

ΝΘΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΘΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ.3186 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Ηλείας διακηρύττει ότι 
εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό δι’ ενσφρα¬ 
γίστων προσφορών δια του συστήματος προσφοράς «με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
V. 1418/1984 ,του ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α) και των 
π.δ/των 609/1985, 18/1999 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα, η ανάδειξη Εργολάβου εκτέλεσης των 
εργασιώντου έργου: «Θλοκλήρωση οδού Γ αστούνη - Πα- 
λαιοχώρι Ν Ηλείας». 

Προϋπολογισμός έργου: 400.000,00 € με ΦΠΑ. 


Η Εγγϋηση συμμέτοχης ορίζεται σε ποσοστό 2% επίτου 
προϋπολογισμού και θα απευθύνεται προς τη Νομαρχια¬ 
κή Επιτροπή της Ν.Α. Ηλείας θα παρέχεται δε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το ποσοστό έκπτωσης πάνω από το οποίο ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει πρόσθετες εγγυήσεις κα¬ 
λής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του V. 3263/2004, ορίζεται σε 12% (εγκύκλιος 
23/19.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Ι""^ τάξης και άνω για 
έργα Θδοποιίας. 

Θ διαγωνισμός θα γίνει την 6'' Ιουνίου 2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 π.μ, (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
εν Πύργω και εντός του Διοικητηρίου) κείμενα γραφεία 
της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ηλείας και ενώ¬ 
πιον αρμοδίας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
στην ανωτέρω ημερομηνία τότε θα διενεργηθεί στις 
9.6.2005 ημέρα Πέμπτη. 

Θι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να 
παραλαμβάνουντα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας προ- 
σερχόμενοι στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Ηλείας, μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξα¬ 
γωγής της δημοπρασίας. 

Πύργος, 17 Μαΐου 2005 

Θ Διευθυντής Τ.Υ.Ν.Α. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΘΥΣΣΑΚΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΘΝΙΑΣ 
ΝΘΜΘΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΘΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
Αριθ. 2323 

Θ Δήμαρχος του Δήμου Βισαλτίας διακηρύττει ότι εκτί¬ 
θεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές τι¬ 
μολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έρ¬ 
γων» του V. 1418/1984 και σύμφωνα με το ν. 3263/2004, η 
ανάδειξη αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. για την κατασκευή 
του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Δ.» συνολικής κατά τον 
προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 45.000,00 ΕΥΡΩ 
και προς δημοπράτηση 37.815,00 -Ι- ΦΠΑ ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6.6.2005 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα με ώρα λήξης την 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρ¬ 
χείου στο Δημητρίτσι. Αν για οποιοδήποτε λόγω δεν διε¬ 
νεργηθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, 
τότε αυτή θα διεξαχθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα, 
την ίδια ημέρα και ώρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα ΘΔΘΠΘΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαίκοϋ Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε- 
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γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με την Α1 τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ του Μη¬ 
τρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχάμενες απά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., άπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφάσον αποδει- 
κνύουν άτι έχουν εκτελέσει, παράμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 757,00 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς ή σε γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευ¬ 
θύνεται στον Δήμο Βισαλτίας. 

Το έργο χρηματοδοτείται απά ΣΑΤΑ και υπάκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Οι ενδιαφεράμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν απά 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, απά τα 
γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Σερρών. Τα έξοδα δημοσιεύσεων 
της περίληψης της διακήρυξης εφάσον αναδειχθεί ανά- 
δοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμά πληρωμής του έργου. 

Δημητρίτσι, 17 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΑΑΪΤΖΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΙΣΟΥ 
Αριθ. 1839 

Ο Δήμαρχος Παμίσου διακηρύσσει την ανοικτή δημο¬ 
πρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4 
τταρ.4 1418/84 και άρθρο 7 π.δ. 609/1985) επιλογή ανα- 
δάχου σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του 
διατάγματα και το ν. 3263/2004 άπως αυτά ισχύουν σήμε¬ 
ρα, για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΔΡΟΜΩΝ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» προϋπολογισμού 800.000,00 
ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
στις 9.6.2005, ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης επίδοσης 
πρσσφορώντην 10:00 π.μ. απά την Επιτροπή ταυ διαγω¬ 
νισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λάγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί 
την ημέρα αυτή, τάτε θα διεξαχθεί την 13.6.2005, ημέρα 
Δευτέρα, με ώρα λήξης επίδοσης προσφσρών την 10:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου. Στο διαγώνισμά μπορούν να 
συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφάσον 
ανήκουν στην 1 ” τάξη για έργα κατηγαρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β. Προερχάμενες απά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή απά κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημάσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκάσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οπαία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφάσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη μετις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 


γ. Προερχάμενες απά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή ταυ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή απά κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημάσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκάσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), άπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφάσον απο- 
δεικνύουν άτι έχουν εκτελεστεί, παράμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποισνδήπστε συν- 
δυασμά μεταξύ ταυς υπά τον άρο άτι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικά σχήμα με 
ποσαστά συμμετοχής άχι μικράτερο του 25% της καλού¬ 
μενης κατηγορίας. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απσκλει- 
στικά η χαμηλάτερη τιμή: Για τη συμμετοχή στο διαγώνι¬ 
σμά πρέπει να κατατεθούν απά κάθε διαγωνιζάμενο εγ¬ 
γυήσεις συμμετσχής συνσλικού ποσού 13.088,78 ΕΥΡΩ 
του προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται άπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1986. 

Το ποσοστά της έκπτωσης πέραν ταυ οποίου ο ανάδο- 
χος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρωματι¬ 
κή εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τη παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004 ορίζεται για το παράν έργο ίσο 
με δώδεκα τοις εκατά (12%). 

Η πίστωση του έργου προέρχεται απά δάνειο του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δέκα τέσσε¬ 
ρις (14) ημερολογιακούς μήνες απά την ημέρα υπογρα¬ 
φής της σύμβασης. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς το 
οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζάμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθε¬ 
νται μέχρι και δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν απά την ημε- 
ρσμηνία διεξαγωγής της δημσπρασίας απά τα γραφεία 
ταυ Δήμαυ, απά άπου οι ενδιαφεράμενοι μπορούν να λά¬ 
βουν γνώση και των υπσλσίπων στοιχείων της μελέτης κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λο- 
γαριασμά πληρωμής του έργου. 

Αγνάντερο, 17 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΤΡΟΣ 
-Φ- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΙΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 

Αριθ. 469 

1. Ο Πράεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) διακηρύσσει την 
επιλογή αναδάχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολάγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλάτητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 
παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) γιατην εκτέλεση του έργου «Α/\ΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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ΚΥΩΝΑΣ». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
1.428.000,00 Ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα 
αφορά το σύνολο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 1.428.000,00 Ευρώ και αναλύεται 
σε: 

Δαπάνη Εργασιών 852.447,50 ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 
153.440,55 ευρώ. 

Πρόβλεψη Απολογιστικών (δαπάνη αρχαιολόγου): 
30.000,00 ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ-^ΟΕ) 155.383,21 ευρώ. 

Αναθεώρηση 8.728,74 ευρώ. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 228.000,00 ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 
αφορά τις κατηγορίες εργασιών: 

Υδραυλικά έργα ή Η/Μ: 1.191.271,26 ευρώ. 

3. Τάπος εκτέλεσης του έργου είναι το Δημοτικό Διαμέ¬ 
ρισμα της Αρχαίας Σικυώνας ταυ Δήμου Σικυωνίων. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, άπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικά Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δη¬ 
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σικυω¬ 
νίων , Εθν. Αντίστασης 29, Κιάτο Ν. Κορινθίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 9" Ιουνίου 2005, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 9''.6.2005, τότε θα διενεργηθεί την 
13''.6.20Ο5, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουντο 
φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Δια¬ 
γωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ.44του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας κα¬ 
τατίθεται απά όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπό τους σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέ¬ 
ρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων απά το ίδιο φυσικά 
πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - 
μέλη της Ε.Ε.,του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώ¬ 
σει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, 
μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυ¬ 
δρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγώνισμά δεν έχει ευ¬ 
θύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς 
στο πρωτάκολλά της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προ¬ 
σφορών, θα είναι δημοσία και θα ακολουθηθεί η διαδικα¬ 
σία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται απά Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Έργου 2004 
ΕΠ0263) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά. Το έργο συγχρηματοδοτείται και απά 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006) 
με 75% από τα ΕΤΠΑ, με 8,75% από Εθνικούς Πόρους και 
16,25% από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Το έργο 


έχει ενταχθεί στο Ε.Π.Πελοποννήσου με την υπ’αρ. 
2403/25.4.2005 απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Πε¬ 
ριφέρειας Πελοποννήσου. Το ποσό της μη επιλέξιμης δα¬ 
πάνης της αντικατάστασης των φθαρμένων ή κατεστραμ¬ 
μένων φρεατίων ύδρευσης και ο Φ.Π.Α. για το σύνολο του 
έργου χρηματοδοτούνται απά πόρους τηςΔ.Ε.Υ.Α. ΣΙ- 
ΚΥΩΝΙΩΝ. 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι¬ 
μών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφε- 
ρομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 πα¬ 
ράγραφος 4 (3 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείταΓ στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στη 2'' και 3" τάξη, για Επιχειρήσεις με έδρα 
εκτός Νομού και στη 2 ", 3 " και 4''τάξη, για Επιχειρήσεις με 
έδρα το Νομό Κορινθίας ή ένα δεύτερο Νομό που δηλώ¬ 
νεται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και αναφέρεται 
στη βεβαίωση εγγραφής, για έργα κατηγορίας Υδραυλι¬ 
κών ή Ηλεκτρομηχανολογικών. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ω.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημάσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτε- 
λέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτι¬ 
κή και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιτττώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ ταυς, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μι¬ 
κρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των 
διαφάρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προ¬ 
ϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), 
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενάς κοινοπρακτικού σχήματος. Κα¬ 
τά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη μορφή 
κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 
35του π.δ. 609/1985. 
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9. Γιατη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολέςτου 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευάμενες απά μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 23.850,00 
Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλωντων μελών 
της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπε¬ 
ται να έχει προθεσμία ισχύος που άμως δε θα είναι μικρά- 
τερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) 
ημερολογιακοί μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋπο¬ 
λογισμό ανώτερο της ανώτερο της 4"^^ τάξης του ΜΕΕΠ. 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζάμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2,3,4,5,6, 
7, 3 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται απά τη 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σικυω- 
νίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), Πληροφορίες: τηλ.: 27420 26490, 
26532. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους 
απάτην αρχή που διεξάγει το διαγώνισμά (Δημοτική Επι¬ 
χείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σικυωνίων), εφάσον 
ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετρά- 
ται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επομένης - εργάσιμης ημέρας απά την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη ανα¬ 
παραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι (20) ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπάλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π,, στα 
γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ¬ 
τευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) που διεξάγει το διαγώνι¬ 
σμά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επί¬ 
σης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντί¬ 
δα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη παυ έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να πα¬ 
ραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφά¬ 
σον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατάπιν συνεν- 
νάησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέ- 
ραντης αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και 
τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρε¬ 
σία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλ¬ 
ληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 


Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Κιάτο, 17 Μάίου 2005 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ 
-Φ- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Θ Δήμαρχος Κορινθίων ανακοινώνει ότι προκειμένου να 
επιλέξει Ανάδοχο για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕ¬ 
ΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΣΤΘ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΘ 
ΠΡΘΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΘΠΙΚΗΣ ΑΥΤΘΔΙΘΙΚΗΣΗΣ “ΘΗΣΕ¬ 
ΑΣ”», καλεί τις ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις Παροχής 
Υπηρεσιών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, με σχετι¬ 
κή αίτηση που θα υποβάλλουν στην Τεχνική Υπηρεσία Δή¬ 
μου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 201 00, τηλ. 22741 74000, 
Ραχ 27410 71700, σε διάστημα τριάντα (35) ημερών απά 
την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης 
στον Τύπο. 

ΠΕΡΙΑΗΨΗ ΠΡΘΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, 
αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της 
αναθέτουσας αρχής. 

Κύριος του έργου: Δήμος Κορινθίων 

Αναθέτουσα αρχή 

• Επωνυμία: Δήμος Κορινθίων 

• Διεύθυνση: Κολιάτσου 32,201 00, Κόρινθος 

• Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κοριν- 
θίων 

• Αρ. τηλ.: 27410-74000 

• Αρ. φαξ :27410-71700 

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Ταξινόμη¬ 
ση ΟΡΟ. 

Η σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης για τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΘ ΠΡΘΓΡΑΜΜΑ ΤΗΙ ΤΘΠΙΚΗΣ ΑΥΤΘΔΙΘΙ- 
ΚΗΣΗΣ “ΘΗΣΕΑΣ”. 

Ταξινάμηση Κατηγορία 11 ΘΡΘ 865 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- 
ΤΘΣ ΙΑ του π.δ. 346/1998 που αφορούν υπηρεσίες παρο¬ 
χής συμβουλών διοίκησης επιχειρήσεων και συναφείς 
υπηρεσίες, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τε¬ 
χνικής Υποστήριξης για τη συμμετοχή του Δήμου Κοριν- 
θίων στο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΘ Π ΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΤΗΣ ΤΘΠIΚΗΣ ΑΥ- 
ΤΘΔΙΘΙΚΗΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ». 

3. Τόπος παροχής. 

Θι υπηρεσίες θα παρέχονται στην Κόρινθο. 

4. Επαγγελματική τάξη στην οποία επιφυλάσσεται η 
ανάθεση. 

Σύμφωνα με άσα αναφέρονται στην αναλυτική διακή¬ 
ρυξη. 

5. Διευκρίνιση του αν οι υποψήφιοι για την προσφορά 
της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέ¬ 
ρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνο¬ 
λο των αιτουμένων υπηρεσιών. 
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Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών. 

Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

7. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης 
της παροχής των υπηρεσιών. 

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται 
από την υπογραφή της μέχρι την 31.12.2006. 

8. α) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγ¬ 
γραφα του διαγωνισμού (τεύχη προκήρυξης κλπ.) από τα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, 
Κολιάτσου 325 201 00 τηλ. 2741074000, Ραχ 27410 71700, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07.00 -14.30). Πλη¬ 
ροφορίες: Έφη Δελή. 

β) προθεσμία ιίπσβολής των σχετικών αιτήσεων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι 24.6.2005 
και ώρα 14.00 μ.μ. 

9. α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην 
αποσφράγιση των προσφορών. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να 
παραστούν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνι- 
ζομένων. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4 " Ιουλίου 
2005 και ώρα 10:00, στα γραφεία του Δήμου Κορινθίων. 

10. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Κάθε πρσσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 
πρέπει υποχρεωτικά και με την ποινή αποκλεισμού να συ¬ 
νοδεύεται από εγγύηση συμμετσχής 5% επί του ανώτα¬ 
του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετσχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχι¬ 
στον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, ή να αναφέρεται ότι ισχύει μέχρι την επι¬ 
στροφή της ή ότι είναι αόριστης διάρκειας. 

11. Βασικσί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών 
ή/και αναφορά των σχετικών διατάξεων. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου 
Κορινθίων και οι πληρωμές θα γίνονται ανάλογα με το πο¬ 
σοστό υλσποίησης του έργου. 

12. Νομική μορφή. 

Οι Ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβλη- 
θούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προ¬ 
σφοράς τους. 

13. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 
του κάθε υποψηφίου. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αναλυτική διακή¬ 
ρυξη. 

14. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουντους Προσφέρο- 
ντες για τρεις (3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την 
επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υπσβο- 
λής των προσφορών. 

15. Κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης. 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα 
από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα 
με τα σύστημα αξιολόγησης που αναφέρεται στην αναλυ¬ 
τική διακήρυξη. 

16. Αοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 
100.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 


Στοιχεία της προσφοράς που δεν είναι συντεταγμένα 
στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη με¬ 
τάφραση στην ελληνική με επικύρωση τσυ γνησίσυ της 
υπογραφής. 

17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 

18.5.2005. 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 
Αριθ. μελ. 8 

Ο Δήμαρχος Πάρου ανακοινώνει ότι στις 15.6.2005 και 
ημέρα Τετάρτη, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία 
τουΔήμσυ Πάρσυ (αίθουσα συνεδριάσεων) διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με 
κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά του έργου: 

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 

Ωρα λήξης της παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11'' 
π.μ. 

Ο Διαγωνισμόςκαι η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

ο) Του π.δ/τος 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και 
προμηθειών οργανισμών τσπικής αυτοδιοίκησης». 

β) Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κωδικού 
(π.δ. 410/1995). 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δη- 
μοπρατηθεί είναι: 75.663,00 €, πλέον ΦΠΑ 13% 9.836,19 €, 
ήτοι: Σύνολο 85.499,19 € και χρηματοδοτείται από πιστώ¬ 
σεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου. 

Η εγγύηση συμμετσχής στο διαγωνισμό είναι 1.513,26 
€, και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπσσου γραμμα¬ 
τίου είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών καιΔανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Πάρου. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άλατα φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμσί, ενώσεις, κοινο¬ 
πραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά που ασκούντο 
ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετι¬ 
κά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση τσυ έργου 
και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες 
συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα 
ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Οι εδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετι¬ 
κών τευχών της Μελέτης και να παραλάβουν σφραγισμέ¬ 
να έντυπα προσφοράς στα γραφεία του Δήμου Πάρου κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την παραμο¬ 
νή της δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας το έργο θα 
επαναδημοπρατηθείτην 22.6.2005 στον ίδιο τόπο και την 
ίδια ώρα. 

Η παρούσα να αναρτηθεί αυθημερόν στον πίνακα ανα¬ 
κοινώσεων του Δήμου Πάρου για να λάβουν γνώση οι εν¬ 
διαφερόμενοι. 

Πάρος, 18 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
Αριθ. 2451 

Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α. Τρικάλων 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και το ν. 
3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα και με τους όρους 
του τεύχους της Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας για 
την επιλογή αναδόχου και κατασκευής του έργου: «Απο¬ 
κατάσταση ζημιών έργων σε περιοχές δικαιοδοσίας Δή¬ 
μου Φαλώρειας» δαπάνης 75.732,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρη¬ 
ση και Φ.Π.Α., το οποίο χρηματοδοτείται από τις πιστώ¬ 
σεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αριθμ. 
Εναρ. Έργου Κ.Α.2003 ΣΕ 08100000. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 6του μήνα Ιούνη του 2005, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα ώρα 10 π. μ. (λήξη επίδοσης δικαιολογητικών 
προσφοράς) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώ¬ 
σεων Ν.Α. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

> Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ 
του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν: 

Στην Α 1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικά. 

Εάν απαιτηθεί επανάληψη της δημοπρασίας, αυτή θα 
γίνει στις 13 του μήνα Ιούνη του 2005, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης της προσφοράς), στα γρα¬ 
φεία της ίδιας Υπηρεσίας. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α.- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
1.236,00 ΕΥΡΩ, η οποία θα απευθύνεται προς τη ΝΟ¬ 
ΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Η διάθεση των προβλεπόμενων από τη διακήρυξη τευ¬ 
χών καθώς και παροχή συμπληρωματικών πληροφορικών 
διευκρινήσεων κ.λπ. θα γίνεται από τη Δ/νση Ε.Β. Τρικά¬ 
λων μέχρι 3.6.2005. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Διεύθυν¬ 
ση Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Α. Τρικάλων. 

Ταχ. Δ/ΝΣΗ Μπότσαρη 2 42100-Τρίκαλα, ΑΡΙΘΜΟΣΤη- 
λεφώνου: 24310 46444, Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ: 

2431046434, Ηλεκτρονική δ/νση (β-πιαΙΙ). 

Τρίκαλα, 18 Μάίου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 
Αριθ. Μελέτης 9 

Ο Δήμαρχος Πάρου ανακοινώνει ότι στις 15.6.2005 και 
ημέρα Τετάρτη, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Πάρου (αίθουσα συνεδριάσεων) διαγωνι¬ 
σμός με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμο¬ 
λογίου, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά του έργου: 

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ Δ.Δ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ». 

Ωρα λήξης της παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11η 
π.μ. 

Ο Διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 


α) Του π.δ/τος 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και 
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». 

β) Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κωδικού 
(π.δ. 410/1995). 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δη- 
μοπρατηθεί είναι: 13.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 13% 1.690,00 
€, ήτοι: Σύνολο 14.690,00 € και χρηματοδοτείται από πι¬ 
στώσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντι¬ 
πάρου. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 260,00 €, 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί¬ 
ου είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Πάρου. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άλατα φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινο¬ 
πραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούντο 
ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετι¬ 
κά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του έργου 
και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες 
συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα 
ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών τευχών της Μελέτης και να παραλάβουν σφραγι¬ 
σμένα έντυπα προσφοράς στα γραφεία του Δήμου Πά¬ 
ρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχριτην πα¬ 
ραμονή της δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας, το έργο θα 
επαναδημοπρατηθεί την 22.6.2005 στον ίδιο τόπο και την 
ίδια ώρα. 

Η παρούσα να αναρτηθεί αυθημερόν στον πίνακα ανα¬ 
κοινώσεων του Δήμου Πάρου για να λάβουν γνώση οι εν¬ 
διαφερόμενοι. 

Πάρος, 18 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
-Φ- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
Αριθ. 9501 
Αριθ.Δ.Τ.Υ. 1604 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με σύστη¬ 
μα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επίτοις 
εκατό (%), σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθρ. 4, παρ. 2α και 4β του ν. 1416/1984, του αρθρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 και του ν. 3263/2004, για την ανάδειξη ανα¬ 
δόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βοηθητικού γη¬ 
πέδου ποδοσφαίρου» με αρ. μελ. 29/2005. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
είναι 162.000 € και 30.780 € Φ.Π.Α. 19% ήτοι σύνολο 
192.780 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η Ιούνη 2005 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα, στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων στη συμβολή των οδών 
Πατρ. Γρηγορίου ΕΊ2 μεΘερίσσου, στην αίθουσα Δήμο- 
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τικού Συμβουλίου (2ος όροφος) στις 10.00 π. μ. (λήξη υπο¬ 
βολής προσφορών). Σε περίπτωση μη διενέργειας την 
6.6.2005 η δημοπρασία θα διενεργηθείτην Πέμπτη 9 Ιού- 
νη 2005 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ 
(3.240 €) σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., απευθυνόμενη στο Δήμο Αμπε¬ 
λοκήπων σύμφωνα με τα άρθρα 5 του ν. 1418/1984 και 23 
και 27 του π.δ. 609/1985. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις και Κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. 
στις κατηγορίες Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα οικοδομικά, 
Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα Οδοποιίας και Α1, Α2 και 1η 
τάξη για έργα Η/Μ και πληρούν τους άρους που ορίζονται 
στο άρθρο 21.1,2 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, και άσοι 
έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομο¬ 
θεσία. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι έξι (6) ημέρες πριντη Δημοπρασία, 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τηλ. 
2310 729624, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 7.00 
π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. (Ερμ. Τσακιρίδου). 

Αμπελόκηποι, 18 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ 

* ( 18 ) 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΑΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 

Ο Δήμαρχος Δοϊράνης προκηρύσσει δημάσιο διαγω¬ 
νισμό με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 
V. 3263/2004 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 
υδαταδεξαμενής και αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης». 

Ο προϋπολογισμάς του έργου ανέρχεται σε 
104.842,82 € Ευρώ (συμπ. οΦΠΑ). Η δημοπρασία θα γίνει 
στις 9 Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Δή¬ 
μου Δοϊράνης ενώπιον της αρμάδιας επιτροπής και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών). Αν για οποιον- 
δήποτε σοβαρά λάγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία κατά 
την ανωτέρω ημερομηνία θα επαναληφθεί στις 16 Ιουνίου 
2005, ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών την 10η π.μ., στον ίδιο χώρο, με τους ίδιους 
όρους, χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων γραμμένες στο Μ Ε Ε Π Α1, Α2 και 1 ης 
τάξης για έργα κατηγορίας Υδραυλικών, και στο ΜΕΕΠ 
Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, 
καθώς και οι αυτοδίκαια ενταγμένες προσωρινά στο ΜΕ¬ 
ΕΠ επιχειρήσεις των πρώην εργοληπτικών δημοσίων έρ¬ 
γων σύμφωνα με την υπουργική απάφαση ΕΔ2α/01/27/ 
ΦΝ294 (ΦΕΚ170Β/1985). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Υ.ΜΑ.Θ. και από 
ιδίους πόρους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.762,00 € Ευρώ, θα 
ισχύει τουλάχιστον για 3 μήνες και θα απευθύνεται προς 
το Δήμο. 

Πληροφορίες και τεύχη δημοπράτησης θα παρέχονται 
το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερο¬ 


μηνία λήξης υποβολής των προσφορών, κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες απάτοΔήμο στα τηλ. 2341 - 097136, 
23410-97122. 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΪΔΙΝΙΔΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 
Αριθ. 1507 

Ο Δήμαρχος Κορυθίου προκηρύσσει Δημάσιο μειοδοτι¬ 
κά διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Περί δημο¬ 
σίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το ν. 2229/1994, το ν. 2576/1998, το ν. 
2940/2001, το ν. 3263/2004 και των εκτελεστικών τους 
π.δ. και υπουργικών αποφάσεων, για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 
31.860,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμάς θα γίνει στις 6.6.2005, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10 π.μ. (λήξηεπίδοσηςτωνπροσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Κορυθίου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχάμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτηπου έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημάσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκάσμιου Οργανισμού Εμπορί¬ 
ου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφάσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα¬ 
λούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985), για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν- 
δυασμά μεταξύ τους, υπό τους άρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπάτον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικά σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γιατην κά¬ 
λυψη των διαφάρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστά κάτω του 
10%του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ), εφάσον δεν καλείται στη Δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμά της μεγαλύτερης κατηγορίας. 
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Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, δηλαδή ποσού 517,00 €. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% προ- 
κειμένου να υπογραφεί η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλε¬ 
σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κορυθίου, στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη, μέχρι 
και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού), από τα γραφεία του Δήμου Κορυθίου και 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Κορυθίου και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκα¬ 
δίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Στενό, 17 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 
Αριθ. 1510 

Ο Δήμαρχος Κορυθίου προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολάγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με 
έλεγχο ομαλάτητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Περί δημο¬ 
σίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το ν. 2229/1994, το ν. 2576/1998, το ν. 
2940/2001, το ν. 3263/2004 και των εκτελεστικών τους 
π.δ. και υπουργικών αποφάσεων, γιατην εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «ΠΑΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΠ, Δ.Δ. 
ΣΤΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 20.095,40 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9.6.2005, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10 π. μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Κορυθίου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψειτη συμφωνία γιατις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκάσμιου Οργανισμού Εμπορί¬ 
ου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφάσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα¬ 
λούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια μετά δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 


μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 του π.δ. 472/1985), για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστά άχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, δηλαδή ποσού 341,00 €. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% προ- 
κειμένου να υπογραφεί η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει, πράσθετη εγγύηση καλής εκτέλε¬ 
σης, σύμφωνα με τα οριζάμενα στην παράγραφο 2, του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κορυθίου, στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη, μέχρι 
και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού), απά τα γραφεία του Δήμου Κορυθίου και 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Κορυθίου και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκα¬ 
δίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Στενά, 17 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ 
-Φ- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 
Αριθ. 5870/2005 

Ο Δήμαρχος Εχεδώρου προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία με σφραγισμένες προσφορές με μειοδοσία μόνο 
πάνω στο ποσοστά οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών 
εργασιών της 16/2005 μελέτης που συντάχθηκε και θεω¬ 
ρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών 
Εφαρμογών σε έντυπο προσφοράς του ενδιαφερομένου 
για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση φωτεινών ση¬ 
ματοδοτών του Δήμου», προϋπολογισμού 40.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου (25ης Μαρτίου 24, στο Δ.Δ. της Ν. Μα¬ 
γνησίας), στις 13 Ιουνίου 2005 ημέρα Δευτέρα από τις 
9:30 π.μ. έως τις 10:00 π.μ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους. Στον 
προϋπολογισμό του έτους 2005 υπάρχει ψηφισμένη πίστω¬ 
ση ποσού 40.000,00 Ευρώ στον κωδικό 02.30.6262.001. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π, Α1, Α2 και Ιηςτάξης 
για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή εμπειροτέχνες 
γραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα εάν τους το επιτρέ¬ 
πει η δυναμικάτητα του πτυχίου τους. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
στις 673,00 €. Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν της οποί¬ 
ας υποχρεούται ο ανάδοχος να προσκομίσει συμπληρω¬ 
ματική εγγυητική καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 20%. 
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Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του π.δ. 809/1985 «Κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων», του ν. 1418/1984, του π.δ/τος 171/1987 
και του V. 3263/2004. 

Το έργο εντάσσεται στην Ε' κατηγορία (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) της Δ17α/10/85/Φ.Ν.402/98 απόφασης 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης και της διακήρυξης στα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου και στα τηλέφωνα 031 -783555,781215 
και 782711 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την 10 Ιου¬ 
νίου. Στον ενδιαφερόμενο δίνεται το πρωτότυπο τεύχος 
και το αναπαραγάγει με δική του ευθύνη. 

Ν. Μαγνησία, 18 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Αριθ. 2693/Φ. ΕΡΓΟΥ 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διε¬ 
νεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κα¬ 
τασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΗΛΙΕΣ 
ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΑΓΔΙΝΕΣ» 

Προϋπολογισμού: 211.262,75 € απά πιστώσεις: ΣΑ- 
Ε069 σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 περί 
Δημοσίων Έργων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή¬ 
μερα και τις διατάξεις του ν. 1418/1984 άπως έχει τροπο¬ 
ποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του ν. 
3263/2004 «μειοδοτικά σύστημα ανάθεσης έργων». 

Η δημοπρασία θα γίνει την 23 του μηνός Ιουνίου έτους 
2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. 
Εύβοιας (Λ. ΧΑΪΝΑ 102) - Χαλκίδα. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθείγια οποι- 
οδήποτε λάγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή θα διε- 
νεργηθείτην4η του μηνάς Ιουλίου έτους 2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1 .α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
α1) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικά Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφάσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έρ¬ 
γα κατηγσρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχάμενες από τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ήτηςΣ.Δ.Σ.του Π.Ο.Ε. όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη 
και κατηγαρία αντίστοιχη μετηνπαραγρ.ατου Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Στου Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 


2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε σποισνδήπστε συνδυα- 
σμά μεταξύ τους υπά τον άρο άτι κάθε Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει με ποσσστό συμμετοχής άχι μι- 
κράτερο από 25%. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου, δηλαδή 3.547,00 € και θα απευθύνε¬ 
ται είτε στη Διεύθυνση Τεχνικών Ν.Α. Εύβοιας, είτε στη 
Νσμαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευ- 
χώντης μελέτηςτσυ έργου κατάτις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και να παραλάβσυν αυτά μέχρι δύο (2) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Χαλκίδα, 17 Μάίου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

-♦- 

(23) 

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΟΙΡΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 320 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μοιρών Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει σε 
ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕ¬ 
ΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΓΑΛΙΑΣ» 
με το σύστημα πρασφοράς: επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατά (%) κατά κα¬ 
τηγορία εργασιών, στις τιμές του τιμσλσγίου της μελέτης, 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τσ ν. 1418/1984, το εκτελε¬ 
στικά τσυ διατάγματα, και το Μ. 3263/2004, άπως αυτά 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με 
τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδια- 
φερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για 
την ανάδειξη αναδάχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Η προϋπολογιζάμενη δαπάνη του έργου είναι 
180.502,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. και προέρχεται οπά Πρόγρ. 
Δημ. Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 145.856,08 ΕΥΡΩ (....). 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2005 104.237,00 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 6η ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη πρασφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μοιρών απά αρμάδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές; Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Τάξης Α2 και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά μητρώα σύμφωνα με το π.δ. 
472/1985, το π.δ. 609/1985 και το ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2,917,12 
ΕΥΡΩ,χωρίςΦ.Π.Α., μεΕγγυητική Επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή τσυ Ταμείσυ Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται πρας την Δ.Ε.Υ.Α. Μοιρών. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται απά την ΤΥΔΚ 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός ΑΛΜΥΡΟΥ 12 και για περισσότερες 
πληροφσρίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία 
της ΤΥΔΚ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, σδάς ΑΛΜΥΡΟΥ 12 ή στην 
Δ.Ε.Υ.Α. Μσιρών. 

Μοίρες, 12 Μάίου 2005 

Ο Πράεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Αριθ. 3002/Φ.ΕΡΓΟΥ 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διε¬ 
νεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα πρσσφοράς 
με ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατα¬ 
σκευής τσυ έργου: «ΟΔΟΣ ΒΡΥΣΗ - ΓΑΓΙΑ -ΚΡΕ¬ 
ΜΑΣΤΟΣ». 

Προϋπολογισμού: 150.000,00€ από πιστώσεις: ΕΑΠΝΑ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 περί Δημο¬ 
σίων Έργων όπως έχει τροπσποιηθεί και ισχύει σήμερα 
και τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του ν.3263/2004 «μει¬ 
οδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων». 

Η δημοπρασία θα γίνει την 27 του μηνάς Ιουνίου έτους 
2005ημέραΔευτέρακαιώρα ΙΟπ.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. 
Εύβοιας (Α. ΧΑΙΝΑ 102)-Χαλκίδα. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για οπσι- 
οδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή θα διε- 
νεργηθείτην 4η του μηνάς Ιουλίου έτους 2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα ΙΟπ.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α1) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έρ¬ 
γα κατηγσρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ήτηςΣ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη μετηνπαραγρ. ατού Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσηςήτου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργσληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α,β,γ, σε οπσιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μι¬ 
κρότερο από 25%. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου, δηλαδή 2.521,00€ και θα απευθύνε¬ 
ται είτε στην Διεύθυνση Τεχνικών Ν.Α. Εύβοιας, είτε στην 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβσιας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τωντευ- 
χώντης μελέτης του έργου κατάτις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και να παραλάβουν αυτά μέχρι δύο (2) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Χαλκίδα, 17 Μαΐου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚ. ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. 3009/Φ.ΕΡΓΟΥ 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διε¬ 
νεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του 
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ- 
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ». 

Προϋπολογισμού: 60.000,00€ από πιστώσεις: ΤΑΧΔΙΚ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 περί Δημο¬ 
σίων Έργων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 
και τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του ν.3263/2004 «μει¬ 
οδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων». 

Η δημοπρασία θα γίνει την 13 του μηνός Ιουνίου έτους 
2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα ΙΟπ.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. 
Εύβοιας (Λ.ΧΑΙΝΑ 102)- Χαλκίδα. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για οποι- 
οδήποτε λόγσ κατά την ως άνω ημερσμηνία αυτή θα διε- 
νεργηθεί την 23 του μηνός Ιουνίου έτους 2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα ΙΟπ.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β). Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ.ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. στα οπαία τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών. 

γ) Προερχόμενες από, ως ανωτέρω β) κράτη ,στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ- 
γσληπτών. 

2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεωντων παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α,β, και γ σε οπσιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπάτους όρους του άρθρου 2 παραγρ. 
7 του π.δ.609/1985 και υπο τσν όρο ότι κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει στο σχήμα με ποσοστό όχι μι¬ 
κρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών τσυ έρ- 
γσυ και υπό τους όρους της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ.609/1985. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου, δηλαδή 1.000,00€ και θα απευθύνε¬ 
ται είτε προς Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Εύβοιας, είτε προς 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών της μελέτης 
του έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να πα¬ 
ραλάβουν αυτά μέχρι δύο (2) ημέρες πρίν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Χαλκίδα, 17 Μαΐου 2005 

Ο Διευθυντής 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΑΙΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΣΟΥ 
Αριθ. 1424 

Ο Δήμαρχος Βρίσου Ν. Κεφαλληνίας, λαμβάνοντας 
υπόψη την 24/2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής περί κατάρτισης και έγκρισης των όρων Δημοπράτη- 
σης, προκηρύσσει την 6 Ιουνίου 2005 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 (λήξη επιδόσεων προσφορών) δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης - (ακέ¬ 
ραιες μονάδες επίτοις εκατό), στις τιμές του τιμολογίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1418/1984 τα εκτελεστι¬ 
κά του διατάγματα, και το ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύ¬ 
ουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Δια¬ 
κήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικά Τύπο ανάδειξης 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΦΥ¬ 
ΛΑΚΕΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΣΟΥ». 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί για 
οποιοδήποτε λόγο ή αποβεί άγονος, θα διεξαχθεί ξανά 
στις 13 Ιουνίου 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (λήξη 
επιδάσεως προσφορών). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ερίσου- 
Έδρα Βασιλικάδες, Τ.Κ.28084 Ν. Κεφαλληνίας, και ενώ¬ 
πιον αρμοδίας Επιτροπής. 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει στα όρια του οικισμού 
τηςΑσουΔ. Βρίσου Ν. Κεφαλληνίας. 

Ο προϋπολογισμός Υπηρεσίαςτου έργου ανέρχεται σε 
79.603 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
Φ.Π.Α. 

Το ποσό της πίστωσης για το έτος 2005 είναι 10.000 Ευ¬ 
ρώ. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω 
για κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, κατά τα λοιπά σύμφω¬ 
να με τις ισχύουσες διατάξεις. 

- Αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών - με- 
λώντης Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατά¬ 
ξεις και εφ’ ετέρου των κατασκευαστικών επιχειρήσεων 
εκτός Ε.Ε, που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες 
περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας. 

Κατάταλοιπά σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στη διαδι¬ 
κασία αυτοτελώς ή ως μέλος Κοινοπραξίας, νια να υην 
αποκλειστεί αττά τη διαδικασία η ίδια η η Κοινοπραξία 
στην οττοίσ συυυετέχη. οφείλει: να πληροίτις απαιτήσεις 
τον άρθρου 22 (παρ. 1 -παρ.7) της Διακήρυξης. 

Γιατη συμμετοχή στη διαδικασίαπρέπει να κατατεθούν, 
από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής συνολι¬ 
κού ποσού 1.153.00 Ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται 
στον Δήμο Βρίσου Ν. Κεφαλληνίας έδρα Βασιλικάδες θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27 του 
π.δ. 609/1985. 

Σε περίπτωση Κ/ξίας οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέ¬ 
ρουν την επωνυμία του διαγωνιζάμενου σχήματος, τον 
τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, τον όρο 
ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως 
μέχρι το παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα 


την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, 
χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέ¬ 
ρες από τη σχετική ειδοποίηση (βλ. και άρθρο 23 του π.δ.. 
609/1985). 

Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς χρονικά περιο- 
ρισμά ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα εξή¬ 
ντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δη- 
μοπράτησης. 

Τυχόν παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών 
θα συνοδεύεται απά αντίστοιχη παράταση της ισχύος των 
εγγυήσεων συμμετοχής. 

Το άοιο ποσοστού έκπτωσης, πάνω απά το οποίο ο ανά- 
δοχοι είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει, πρόσθετη εγ¬ 
γύηση (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3263/2004) ορίζεται σε 15%. 

Η ανάδειξη του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την 
εφαρμογή των διατάξεων του ν.3263/2004 (Μειοδοτικό 
σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες δια¬ 
τάξεις). 

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για μέρος των ζητούμενων εργασιών του έργου. Δεν επι¬ 
τρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσηςτου έργου, ορίζεται σε εί¬ 
κοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογρα¬ 
φής της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη της 
Μελέτης-Δημοπράτησης, της διακήρυξης, καθώς και τα 
έντυπα οικονομικής προσφοράς, μέχρι και έξι (β) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες πριν απά την ημερομηνία διεξαγωγής 
της Δημοπρασίας απά τα γραφεία του Δήμου Ερίσου- 
έδρα Βσσιλικάδες-πληρ. Γεράσιμος Π. Φιλιππάτος. 

Τονίζεται άτι με 5Ίκή τους φροντίδα και Οαττάνη μπο¬ 
ρούν να παράγουν αντίγραφα των παραπάνω τευχών. 

Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής στην οικεία 
Επιτροπή κατατίθεται: 

- για ατομική επιχείρηση από το φυσικό πρόσωπο που 
την ασκεί 

- για ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία από το νό¬ 
μιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο 

-για Ε.Π.Ε. από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή 

- για Α.Ε. από εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

- σε περίπτωση Κ/ξίας είτε από όλους τους κοινοπρα- 
τούντες, ο καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπρο¬ 
σωπευόμενος ως παραπάνω είτε ένας από τους κοινο- 
πρατούντες που ορίζεται είτε με συμβολαιογραφικό έγ¬ 
γραφο ως κοινός εκπρόσωπος της Κ/ξίας είτε με 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κάθε μέλους από 
τους κοινοπρακτούντες καθώς και υπεύθυνη δήλωση 
αποδοχής του εκπροσώπου. 

Στο συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε στις παραπάνω 
αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θα 
δηλώνεται άτι αν η Κ/ξία τους αναδειχθεί «Ανάδοχος του 
έργου» θα συστήσουν Κ/ξια σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία και συγκεκριμένο με το άρθρο 35 του π.δ. 
609/1985. 

Ο καταθέτων Οφείλει να είναι εφοδιασμένος με επίση¬ 
μο αποδεικτικά στοιχείο νια την εξακρίβωση της ταυτάτη- 
τας του. 

Επισημαίνεται άτι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων διαγωνιζάμενων / προσφεράντων απά το 
ίδιο φυσικά πράσωπο. 

Δεν υπάρχει υποχρέωση σύστασης Κοινοπραξίας κατά 
την φάση υποβολής των προσφορών. 
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Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς κατατίθεται ενώτ- 
ποντης ΕΔ άπως ορίζεται στο άρθρο 4 της Διακήρυξης. 

Όλες οι προσφορές αποσφραγίζονται σε δημάσια συ¬ 
νεδρίαση αττά την Ε.Δ. αυθημεράν μετά της 10.00 π.μ. 
στα γραφεία του Δήμου Ερίσου, σε δημάσια συνεδρίαση 
και σε ενιαίο στάδιο. Στην δημάσια αυτή συνεδρίαση για 
την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών διευκρι¬ 
νίζεται (προκειμένου ο κάθε ενδιαφεράμενος να γνωρίζει 
τους ανταγωνιστές του) άτι επιτρέπεται να παραστεί ο νά- 
μιμος εκπράσωπος αλλά και το κάθε μέλος της Εργολη¬ 
πτικής Επιχείρησης ή Κ/ξιας που έχει λάβει μέρος στην 
παρούσα δημοπρασία. 

Κάθε υποβαλλάμενη προσφορά δεσμεύει τη διαγωνιζά- 
μενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξία για διάστημα 60 
ημερών απά την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προ¬ 
σφορών, Είναι δυνατά να ζητηθεί παράταση ισχύος των 
προσφορών των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 
23 παρ. 4του π.δ.609/1985. 

Περισσάτερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
ταυ Δήμσυ Ερίσου-έδρα Βασιλικάδες, Τ.Κ. 28084, απά 
τσντεχνικά υπάλληλο Γεράσιμο Π. Φιλιππάτο, άλες τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ. :2674Φ-51181,2,5 και Ραχ: 
26740-51183,5). 

Βασιλικάδες, 17 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος 

ΧΑΪΔΩ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ 
-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

Αριθ. 1826 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αλιστράτης διακηρύτει άτι εκτί¬ 
θεται σε δημάσιο μυστικά μειοδστικά διαγώνισμά, με 
σφραγισμένες πρσσφορές για την ανάδειξη αναδάχσυ με 
τα σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστά έκπτωσης επί 
τωντιμώντου Τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 6 του π.δ. 609/1985 του νάμου ν. 1418/1984 «Περί Δη¬ 
μοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» καθώς 
και ταυ ν. 3263/2004 (Μειοδοτικά σύστημα ανάθεσης των 
δημσσίων έργων και άλλες διατάξεις), η εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΛΙΣΤΡΑ- 
ΤΗΣ» συνολικού κατά τη μελέτη προϋπολογισμού 
71.400,00 € και προς δημοπράτηση 60.000,00 €. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 2 Ιουνίου 
2005 με ώρα λήξης την 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προ¬ 
σφορών) στα γραφεία του Δήμου Αλιστράτης. Αν για 
σποιονδήποτε λάγο δεν διεξαχθεί η δημσπρασία την προ- 
αναφερθείσα ημερομηνία τάτε θα διενεργηθεί στις 9 Ιου¬ 
νίου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 με τους ίδιους 
άρους. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξης και άνω για έργα Η/Μ ή 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
με εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 τάξης και άνω για έργα 
Η/Μ, καθώς επίσης και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΟΙΚΟΔΟ¬ 


ΜΙΚΑ μέχρι ποσού 47.068,90 € σε κοινοπραξία με επιχει¬ 
ρήσεις πσυ είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα για έργα Η/Μ μέχρι ποσού 11.176,18 €, με τους πε¬ 
ριορισμούς που ισχύουν, άπως επίσης γίνονται δεκτοί και 
άσοι έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται απά τη 
σχετική Νομοθεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) 1.200,00 €πρέπει να απευ¬ 
θύνεται στον Δήμο Αλιστράτης. 

Τεύχη δημοπράτησης και έντυπο προσφοράς και πλη¬ 
ροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχσνται απά την 
ΤΥΔΚ Ν. Σερρών μέχρι και δυο (2) ημερολογιακές ημέρες 
πριν απά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Ως άρια επικινδυνάτητας έκπτωσης τσυ έργου ορίζεται 
το δώδεκα τοις εκατά (12%), πάνω απά το οποίο ο ανάδο- 
χος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πράσθετη εγ¬ 
γύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ¬ 
θρου 4 του V. 3263/2004. 

Αλιστράτη, 16 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΜΑΔΕΜΛΗΣ 
-Φ- 

(28) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο Δήμαρχος Πατρέων προκηρύσσει δημάσιο ανοικτά 
μειοδοτικά διαγώνισμά με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγ¬ 
ματα και το V. 3263/2004 με το σύστημα τσυ ενιαίου πο¬ 
σοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατά, σε 
συμπληρωμένο έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη 
αναδάχου εκτέλεσης του έργου «Ανανέωση κάμης ψηλών 
δένδρων με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων». 

• Πρσϋπολογισμάς του έργου: 110.000,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

• Χράνος περαίωσης του έργου: οκτώ (8) ημερολογια¬ 
κοί μήνες. 

• Ο Διαγωνισμάς θα γίνει στο Δημοτικά Κατάστημα 
(οδάς Μαιζώνος 147 - 3ος άροφος) ενώπιοντης αρμάδιας 
Επιτροπής στις 13.6.2005 ημέρα Δευτέρα και με ώρα 
έναρξης του διαγωνισμού την 9:30 π.μ. και ώρα λήξεως 
παραλαβής προσφορώντην 10:00 π.μ. Σε περίπτωση παυ 
η δημοπρασία αποβεί άγονη για οποιονδήποτε λάγο, αυ¬ 
τή θα επαναληφθεί στις 16.6.2005 ημέρα Πέμπτη και ίδιες 
ώρες έναρξης και λήξης προσφορών. 

• Στο διαγώνισμά δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφά- 
σον (α) ανήκουν γενικά στην Α2 και Πρώτη τάξη για έργα 
κατηγορίας Πρασίνου ή (β) έχουν έδρα ή δεύτερο δηλού- 
μενο νομά τον νομά Αχάίας και ανήκουν στην Α2, Πρώτη 
και Δεύτερη τάξη για έργα κατηγορίας Πρασίνου. 

β. Προερχάμενες απά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή απά κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημάσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) τσυ Παγκάσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οπαία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφάσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχάμενες απά ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηραύνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ- 
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γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια μετο δημοπρατούμενο, απόποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οπσιονδήποτε συν- 
δυασμά μεταξύ τσυς, υπά τσν όρσ ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικά σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερσ του 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενάς κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λαιπά εφαρμάζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: 2.200,00 € (2% του 
προϋπολογισμού) σε Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης 
Τραπέζης ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και τα τεύχη 
δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται προς ανα¬ 
παραγωγή απά το Δήμο Πατρέων, με ίδια έξοδα των εν¬ 
διαφερομένων, στα Γ ραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου, οδάς Παντανάσσης 17, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες ή στατηλ. 2610-966.279, -323, μέχρι έξι 
(6) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής, δηλαδή μέχρι την 7.6.2005. 

Πάτρα, 10 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΒΟΑΑΣ 
-Φ- 

(29) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο Δήμαρχος Πατρέων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγ¬ 
ματα και το V. 3263/2004 με το σύστημα του ενιαίου πο¬ 
σοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό, σε 
συμπληρωμένο έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη 
αναδάχου εκτέλεσης του έργου «Αποψίλωση και βιολογι¬ 
κές ψεκασμός με μηχανικά μέσα στο Δασύλλιο Πατρών 
για το έτος 2005». 

• Προϋπολογισμάςτου έργου: 58.200,67 € (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.). 

• Χράνος περαίωσηςτου έργου: έξι (6) ημερολογιακοί 
μήνες, σύμφωνα με την Τ.Π. 

• Ο Διαγωνισμάς θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 
(οδάς Μαιζώνος 147 - 3ος όροφος) ενώπιοντης αρμόδιας 
Επιτροπής στις 6.6.2005 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρ¬ 
ξης του διαγωνισμού την 9:30 π.μ. και ώρα λήξεως παρα¬ 
λαβής προσφορών την 10:00 π. μ. Σε περίπτωση που η δη¬ 
μοπρασία αποβεί άγονη για οποιονδήποτε λάγο, αυτή θα 
επαναληφθεί στις 13.6.2005 ημέρα Δευτέρα και ίδιες 
ώρες έναρξης και λήξης πρασφορών. 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον (α) ανήκουν γενικά στην Α1, Α2 και Πρώτη τάξη 
για έργα κατηγορίας Πρασίνου ή (β) έχουν έδρα ή δεύ¬ 
τερο δηλούμενο νομά τον νομά Αχάίας και ανήκουν 
στην Α1, Α2, και Πρώτη τάξη για έργα κατηγορίας Πρα¬ 
σίνου. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμ¬ 
φωνία για τις Δημάσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκό¬ 
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τη¬ 
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτσύς και σε 
τάξη και κατηγαρία αντίσταιχη με πς καλαύμενες του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ- 
γσληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια μετο δημοπρατούμενο, απόποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οπσιονδήποτε συν- 
δυασμά μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικά σχήμα με 
πασοστό άχι μικρότερο του 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμεταχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

• Εγγυητική Επιστσλή Συμμετσχής: 1.164,00 € (2% του 
προϋπολογισμού) σε Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης 
Τραπέζης ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και τα τεύχη 
δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται προς ανα¬ 
παραγωγή από το Δήμο Πατρέων, με ίδια έξοδα των εν¬ 
διαφερομένων, στα Γ ραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντσς 
καιΠρασίνσυ, οδός Παντανάσσης 17, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες ή στα τηλ. 2610-966.279, -323, μέχρι έξι 
(6) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής, δηλαδή μέχρι την 31.5.2005. 

Πάτρα, 10 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ 
-♦- 

(30) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ο Δήμαρχος Πατρέων προκηρύσσει δημάσιο ανοικτά 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα μετο ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά ταυ διατάγ¬ 
ματα και τα ν. 3263/2004 με το σύστημα του ενιαίου πο¬ 
σοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατά, σε 
συμπληρωμένο έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποψίλωση - καθαρι¬ 
σμός κοινοχρήστων και λοιπών χώρων του Δήμου Πατρέ¬ 
ων έτους 2005». 

• Προϋπολογισμός του έργου: 125.561,60 € (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

• Χρόνος περαίωσης του έργου: έξι (6) ημερολογιακοί 
μήνες. 

• Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα Δημστικό Κατάστημα 
(οδός Μαιζώνος 147 - 3ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής στις 9.6.2005 ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρ¬ 
ξης ταυ διαγωνισμού την 9:30 π.μ. και ώρα λήξεως παρα¬ 
λαβής προσφορώντην 10:00 π.μ. Σε περίπτωση που η δη- 
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μοπρασία αποβεί άγονη για οποιονδήποτε λόγο, αυτή θα 
επαναληφθεί στις 16.6.2005 ημέρα Πέμπτη και ίδιες ώρες 
έναρξης και λήξης προσφορών. 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ Δ.Ε. 
εφόσον (α) ανήκουν γενικά στην Α2 και Πρώτη τάξη για 
έργα κατηγορίας Πρασίνου ή (β) έχουν έδρα ή δεύτε¬ 
ρο δηλούμενο νομό τον νομό Αχαΐας και ανήκουν στην 
Α2, Πρώτη και Δεύτερη τάξη για έργα κατηγορίας Πρα¬ 
σίνου. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμ¬ 
φωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκό¬ 
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ- 
γαπαρόμοια μετά δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2.511,23 € (2% του 
προϋπολογισμού) σε Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης 
Τραπέζης ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και τα τεύχη 
δημοπράτησης που αναφέρονται, διατίθενται προς ανα¬ 
παραγωγή από το Δήμο Πατρέων, με ίδια έξοδα των εν¬ 
διαφερομένων, στα Γ ραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου, οδός Παντανάσσης 17, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες ή στα τηλ. 2610-966.279, -323, μέχρι έξι 
(6) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής, δηλαδή μέχρι την 3.6.2005. 

Πάτρα, 12 Μαΐου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ 


(31) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. 9945 

Ανακοινώνουμε ότι ο Θργανισμός Ασφάλισης Προσω¬ 
πικού ΔΕΗ κατ’ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό της 
ΔΕΗ Α.Ε. διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατα- 
κύρωσηςτη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση σε 
Ανάδοχο της σταδιακής συμπλήρωσης των αναγκών σε 
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για τη λειτουργία των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αττική προ- 
ϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα 
ευρώ (1.214.950) € πλέον Φ.Π.Α. 19%. 

Οι όροιτου διαγωνισμού αναφέρονται αναλυτικά στο πλή¬ 
ρες τεύχος της διακήρυξης με αριθμ. 5/2005, που θα διανέ¬ 
μεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον ΟΑΠ- 
ΔΕΗ, Μυλλέρου 13, 6ος όροφος, γραφείο Πρωτοκόλλου 
από την Παρασκευή 27.5.2005 έως και την Παρασκευή 
15.7.2005. 

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την 
ανάθεση σε ανάδοχο της σταδιακής συμπλήρωσης των 
αναγκών σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για την 
λειτουργία των Β/Ν Σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αττική. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15.7.2005, 
μέχρι 13.00 μ.μ. στο γραφείο 618 - 6ος όροφος (Πρωτό¬ 
κολλο) του κτιρίου της οδού Μυλλέρου 13 στην Αθήνα. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: για τις τεχνι¬ 
κές προσφορές στις 18.7.2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
9.00 π. μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Θργανισμού. 
Για τις οικονομικές προσφορές στις 1.8.2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 9.00 π.μ. στην ίδια αίθουσα. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 

Ημερομηνία αποστολήςτηςπερίληψηςτης διακήρυξης 
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων: 20.5.2005. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κό Τύπο την Τετάρτη 25.5.2005 και Πέμπτη 26.5.2005. 

Για πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7.30 π. μ. 
έως 14.30' μ.μ. από τον Ρεμπή Γ., Στανίτσα Τηλέφωνο: 
5273867-8. 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2005 
Θ Διευθυντής Κλάδου 
Διοικητικών Θεμάτων 
& Γ ενικών Υπηρεσιών κ.α.α. 

Α. ΠΑΛΛΗΣ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτι'ιτων 
2, ταο Μει-αοΓ, Ε-2985 ΕιιχεηΛουτ^ 

Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 

Ε-πΪ3ί1: πιρ-ο)8@οροο6χε€.οιι.ίιή Η/χκτρονικές προκηρύξεις: 1ιί1ρ://8ίπΐ3ρχιι.ίηΐ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


Έργα □ 

Προμήθειες Π 
Υπηρεσίες X 


Η σύμβαση αυτή καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΑΣ); ΟΧΙ 

ΤΜΗΜΑ I; ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 


1.1) Επωνυμία και Διευ0ΥΡ«;η του Αναθετοντα Φορέα 


Οργανισμός 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ 

Για λογαριασμό και κατ’ εξουσιοδότηση της ΔΕΗ ΑΕ. 

Υπόφιη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

κ«. Μυλωνά Μαρία 

Διεύθυνση 

Ταχυδρομικός κώδικας 

ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13 

104 36 

Τοποθεσία /Πόλη 

Χώρα 

ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ) 

0030 210 5240881 

0030 21(15202329 

Η/χκτρονικό ταχυδρομείο (ε-ιηείΐ) 

Διεύθυνσι] ΙηΙεπίθΙ (ΤΈΕ) 

03η®,0»Β-Λεϊ.£:Γ 

1¥«νν.03.Β-ίΐ€ί.ΕΓ 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΑΕΙΑΣ 

Προορίζεται για την Υπηρεσία Επισήμοιν Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτιην 

Η|ΐ/Πα παραλαβής της προκήρυξης_ 

Αριθμός αναφοράς __ 


1.2) Διεύθυνση Για Πρόσθετες Πληροφορίες 
Όπως στο 1.1. 

Ε3) Διεύθυνση ψα την Παροχή Ετ'/ράφων 

Όπως στο ί. 1. 

1.4) Διεύθυνση Για την Αποστολή Των Προσφορών και των Αιτήσεων Συμμετοχής 

Όπως στο 1.1. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π.1) Περιγραφή 

Π.1.1) Είδος σύμβασης έργου (σε περίπτωση σύμβασης έργου): Δεν εφαρμόζεται. 

ΙΕ1.2) Είδος σύμβασης προμήθειας (σε περίπτωση σύμβασης προμήθειας): Δεν εφαρμόζεται. 

Π.1.3) Πρόκειται περί σομβάσεως-πίΛίίσιο;* ΟΧΙ 

Π.1.4) Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή* : Δεν εφαρμόζεται. 

Π.1.5) Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης (χρησιμοποιήστε πρόσθετο φύϊν)Λ εφόσον απαιτείται) 

Παροχή υπηρεσιών συμτΛήρωσης των αναγκών σε προσωπικό των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών Π.Ε., 
Νηπιοβρεφοκόμων ΤΕΙ βοηθών Νηπιοβρεφοκόμων ιδιωτικόν σχοΜ^ν, ΠαιδοψυχοΜγων, Παιδιάτρων, 
Νοση/.ευτριών, φυλάκων, εργατών, συνοδών, οδηγών σχολικότν λεωφορείων, μαγείρων, βοηθητικού προσωπικού, 
φυλάκτύν και επιπλέον τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, των σκευών μαγειρείου, την παρασκευή 


Πεδίο μη σπαραίτψο για τη δημοσίειχτη της προκήρυξης 


Τυποποιημένο έντυπο 4 — ΕΕ 
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και το σερβίρισμα γευμάτων, το πλύσιμο και σιδέρωμα των χρησιμοποιημένων ειδών ιματισμού, τη φύλαξη των 
σταθμών και ης απαιτούμενες απολυμάνσεις αυτών. 

II. 1.6) Τόπος εκτέλκβιις των εργβ»ιών, τόπος παράδοοης των προμΐ|0κΜ»ν ή τόπος παροχής των υπηρεσιών 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΕΗΑ.Ε. Αττικής βίαροίχη, Καλλιθέα, Περιστέρι) ΕΛΛΑΛΑ. 

ΙΙ.1.7) Ονοματολογία 

Π.1.7.1) Ταξινόμηση κατά €Ρν (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) *: 75131100-4 
Π.1.7.2) Είδος σύμβασης υπηρεσιών (σε περίπτωση σύμβασης υπηρεσιών) 

Κατηγορία υττηρεσίας : 22 
II. 1.8) Διαχωρισμός σε τμήματα : 0X1 
ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές ; ΟΧΙ 
ΙΙ.1.10) Εξαίρεση από την υποχρεωτική χρήση ευρωπαϊκών προδιαγραφών : ΟΧΙ 
ΙΙ.2) Ποσότητες ή Μέγεθος Της Σύμβασης 
Π.2.1) Συνολική ποσότητα ή μέγεβος : 1.214.950 € 

Π.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (εφόσον εφαρμόζεται) Περιγραφή και ένδειξη του χρόνου κατά τον οποίο 
μπορούν να ασκηθούν (εφόσον είναι δυνατό) : Δεν εφαρμόζεται. 

Π.3) Διάρκεια ή Προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης 

Περίοδος σε μήνες : 11 μήνες με έναρξη την Π Σεπτεμβρίου 2005 έως 31/7/2006, με δυνατότητα ανανέωσης της 
σύμβασης για 1 ΙμΙ/νες ακόμη ήτοι από την Π Σεπτεμβρίου 2006 έως 31/7/2007, με τους όρους που αναφέρονται 
αναλυτικά στη διακήρυξη. 

ΤΜΗΜΑ Μ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣ ΗΣ 

ΠΕΙ) Όροι Που Αφορούν ϊη Σύμβαση 

ΠΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται : Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσοστό 3% επί 

προϋπολογιζόμενης αξίας για υποβολή προσφοράς της συνολ,ικής αιτούμενης υπηρεσίας. Επίσης στην διακήρυξη 
προ βλέπονται εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσοστού 10% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού καθώς και τεύχος περί 
ασφαλίσεων. 

ΠΕ1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις : 

II πληρωμή του Ανάδοχου θα αντιστοιχεί με το ποσό ανερχόμενο στο 1/11 του ποσού της σύμβασης και θα 
γίνεται από τον ΟΑίΙ-ΛΕΉ για λογαριασμό και κατ’ εξουσιοδότιιση της ΔΕΗ Α.Ε. την τελειπαία ημερολογιακή 
εργάσιμη ημέρα έκαστου μήνα, μετά την εκτέλεση των εργασιών και με την υττοβολή των παρακάτω 
δικαιολογητικών : 

• Πιστοποίηση εκτέ/.εσης των εργασιών κατά τρόπο ικσ,νοποιητικό κο,ι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, από την Α/νση Ασφάλισης, Συντάξεων, Πρόνοιας του ΟΑΠ - ΔΕΗ. 

■ ΤιμοληγίοΌ του Ανάδοχου υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. δεόντως σαντεταγμένοο, το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα 
'ΈΞΩΦΛΗΘΗ” και 

■ Πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, και κάθε <Μο έγγραφο που απαιτείται από το νόμο, το οποίο 
τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και βεβαίωση των αρμοδίων ασφα/ασακών 
ταμείων ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 της 
παροόσης σιψβασης. 

■ Τα τιμολ,όγια θα εκδίδονται για ΔΕΗΑ.Ε., Α.Φ.Μ. 90000045Χαλκοκονδύλη 30Αθήνα 


Πεδίο μη αποφαίτητο για τη δημοσίευση ττις προκήρυξης 


Τυποποιημένο έντυπο 4 —ΕΙ, 
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ΠΙ.1.3) Νομική μορφή «ο» πρέπει νο έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών «ιτον οποίο 
θα ανατεθεί η «τυμβαση : 

Λ.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε. ή Ε.Ε., Όμιλοι ή Κοινοπραξίες ωιτών. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει με την 
Προσφορά όλα τα στοιχεία, που κατά περίπτωση, απαιτούνται στα Τεύχη του Αιαγωνισμού. 


1112) Πκ)ΫΠ(κ«ΣΕΕ Για τη Συμμέτοχη (Κριτήρια Επιλογής) 

ΙΠ.2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προβιοπική κατάσταση των εργοληπτών / προμηθευτών / παροχών 
υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών, 
χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους : 

Μπορούν να σομμετέχονν στο διαγωνισμό Έλλ.ηνβς καθώς και αλλοδαπή προερχόμενοι από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 

ΙΠ.2.1.1) Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά : 

Οι Εταιρίες (όπως στο III. 1.3) που θα σομμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα υποβιιλουν με την προσφορά τους 
έγγραφα νομιμοποίησης όπως αυτά καθορίζονται τόσο για τις Ελληνικές όσο και για τις Αλλοδαπές Εταιρίες, 
Ομίλωυς ή Κοινοπραξίες στα τεύχη του Διαγωνισμού. 

ΤΠ.2.1.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτικι) ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά : 

Δεν εφαρμόζεται 

ΙΙ12.1.3) Τεχνικ!] ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: 

• Δήλ,ωση στην οποία θα αναφέρβται ότι ο Ανάδοχος έλαβε -γνώση των συνθηκών του έργου. 

• Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου Αναδόχοο ότι θα έχει ασφαλίσει όλο το προσοιπικό και ότι θα 
προσκομίσει θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από το ΙΚΑ, με την υπογραφή της σύμβασης καθώς 
και ότι κάθε μήνα θα υποβάλλΜί στον ΟΑΠ-ΔΕΙΙ κατάσταση αγομιίς ενσήμων για κάθε ένα από τους 
απασχολούμενους μισθωτούς αναψέροντας την ασφαλιστική κλάση εκάστου και τα, καταβαλλόμενα 
ποσέι. 

• Υπεύθυνη δήλαισΐ] του Αιαγωνιζέιμενοο Αναδόχοο ότι. θα προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβαστ}ς 
συμβόλαιο Αστικι'^ς Ευθύνης για τυχόν ζημιές και ατυχήματα σύμφωνο με το συνημμένο στο υπόδειγμα 
σύμβασης. 

• ΥπείιΘονη Δήλουση διαγωνιζομένου αναδόχου ότι για όλα το απασχολούμενο στοάς Β/Ν σταθμούς της 
ΔΕΗ Α.Ε., προσωπικό του απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποδοχή και έτγκμιση του ΟΑΠ-ΔΕΙΙ για 
λογαριασμό τ>ις ΔΕΗΑ,Ε. αναφορικά τόσο με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, τοτακά και ουσιαστικά 
προσόντα όσο -γενικότερα και με την καταλλτιλότητα καθενός από το υπόψη προσωπικό του ανάδοχοο. 
Για τυ λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα καταθέσει αντίγραφα όλων των συμβάσεων του προσωπικού που 
απασχολεί στον ΟΑΠ-ΔΕΙΙ, καθώς και της αναγ-γελίας απασχόλησής του ση/ν αρμόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας και της γνωστοποίησης των όρων απασχόληωις έκαστου ερ-γαζαμένου σίψφωνα με το Π.Δ. 
156/94. Κτήσης ρητά συνομολ,ογείται ότι ο ΟΑΙΙ-ΔΕΗ για λο-γαριασμό και κατ’ εξουσιοδότηση της 
ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα όπως κατά την διάρκεια της σύμβασης ζητήσει από το 
Ανάδοχο την αντικατάσταση οποιυυδήποτε εκ του προσωπικού του κατά την ανέλεγκτη εν προκειμένω 
κρίση του ΟΑΠ-ΔΕΗ. Την προαναφερόμενη αντικατάσταση οφείλει ο Ανάδοχος να ενεργήσει εντός της 
επομένης ημέρας, το αργότερο από της οχλήσεως του ΟΑΠ-ΔΕΗ άλλως ο ΟΑΠ-ΔΕΗ γιο. λογαριασμό 
της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να τον αντικαταστήσει με ανάλ,ογη έκπτωση του κόστους από το τίμημα. 

• Οι συμμετέχοντες Ανάδοχοι θα πρέπει να περιλάβοιη' στις προσφορές τους συνοτντικώς στοιχεία του 
προφίλ, και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που να αποδεικνύουν: 

• Την χρηματοοικονομική ικανότητα του Αιαγωνιζομένου, που θα αποδεικνύεται μ’ ένα ή περισσότερα 
από τ' ακόλουθα έγγραφα : 

• Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλων εργασιών και περί του κύκλαυ εργασιών ως προς την 
παροχή παρομοίων με τις ζητούμενες υπηρεσιόιν κατά την διάρκεια των τριών προηγούμενων 
οικονογίίκών ετό)ν. 

* Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης Τυποποιημένο έντυπο 4 - ΗΕ 
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• Την επιχειρηματική της δομή και τψ ικανότητα τοο Αιαγωνιζόμενοο να παράσχει τις ζητοίψενες 
υπηρεσίες βάσει της τεχνογνωσίας, αποτελεσματικότητας, εμπειρίας και αξιοπιστίας του που θα 
αποδεικνύεται με τα πιο κάτω στοιχεία : 

• Περιγραφή του απαραίτητου για τψ άρτια εκτέλεση του ίφγου τεχνικού εξοπλισμού και 

• Κατάλογο των κοριοτερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά τα τρίο. (3) τελευταία έτη, όπου 
εμφαίνεται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. 

• Βεβαιώσεις καλής 8κτέλ>.εαης εργασίας από πελάτες. 

Οι Διαγωνιζόμεΐ’οι πρέπει να συμπεριλάβουν και τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στους 
ειδικούς όρους της διακήρυξης. 

Όπου στους όρους της παρούσας διακήρυξης αναφέρεται υπεύθυνη δήλτοση εννοείται δή/Μση του Ν. 1599/86. 
ΙΙΙ.2.1.4) Λοιπές πληροιρορίες (κατά πκρίπτωίΠ|): Δεν εφαρμόζεται, 

ΙΙΙ.3) Όροι παί) Αφορούν ειδικά τις Συμβάσεις Υπηρεσιών 
ΙΠ.3.1) Η εκτέλεση επιφυ)-άσσετ«ι σε συγκεκριμέντι επαγγελματική τάξη; ΟΧΙ 
ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσοιπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των 
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης; ΝΑΙ. 

ΤΜΗΜΑ IV: Α1ΑΑ1ΚΑΣΙΑ 

IV. 1) Είδος Διαδικασίας : Ανοικτή 

Γν.1,1) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση (κατά περίπτωση) : ζΙεν εφαρμόζεται. 
ΐν.1.1.1) Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη για το ίδιο έργο : Αεν εφαρμόζεται. 

Γν.1.1.2) Αλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις : Αεν εφαρμόζεται. 

Γν.1.2) Αριθμός των επιχειρήσεων που προβλέπεται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (εφόσον ισχύει) 

Δεν εφαρμόζεται 

Γν.2) Κριτήρια Ανάθεσης ; Η σομφβρότερη προσφορά σίψφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

ΐν.3) Διοικητικές Πληροφορίες 

ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας * : Αεν εφαρμόζεται. 
ΐν.3.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφο - τρόπος απόκτησης : 

Μπορούν να ζητηθούν μέχρι την 14/7.12005 .από τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, Μο/λέροο 13, 
Αθήνα, 6“^ όροφος γραφείο 618. 

Γν.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής : 15/1/2005 και Ώρα : 13.00. 
ΐν.3.4) Αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε επιλεγμένους υποψηφίους (σε κλειστές διαδικασίες 
και σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση) 

Αεν εφαρμόζεται 

Γν.3.5) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

Εδ Ι)Α ΒΕ ΕΕ ΕΝ ΕΚ ΙΤ ΝΕ ΡΤ Π δΥ Άλλες - τρίτες χώρες 

□ □□χιζοϋπαππ _ 


ΐν.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενιι χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (σε ανοικτές διαδικασίες): 

120 ημέρες. 


ΐν.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 

* Πεδίο μη απαρτάτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης 
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IV 3.7.1)Πρό<7(»πα που επιτρέπεται να παρη)ρίσκοντ«ι κατά το άνοιγμα των προσιρορών (κατά περίπτωση); 

Εξοοσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Εταιριών που θα σιιμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. 
ΐν.3.7.2)Ημέρ«, ο)ρα και τόπος : 18/7/2005, Ώρα :10.:00, Γραφεία Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, 
Αθήνα, 6°^ όροφος αίθουσα Λ.Σ. /ΟΑΠ-ΛΕΗ γραφείο 607. 

ΤΜΗΜΑ V: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

V. 1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΥΗΟΧΡΕΩΤΙΙίΗ; ΟΧΙ 

ν.2) ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ, ΑΝΑΦΕ:ΡΑΤΕ ΕΑ,Ν η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝ.4/ΥΑΜΚΥΝΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΙΟΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙίΩΝ : ΑΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ. 

ν.3) Σχετίζεται η Παρουσία Σύμβαση με ςχεαιο/προγραμμα Χρηματοδοτούμενο απο τα Ταμεία της 
ΕΕ;* ΟΧΙ 

ν.4) Λοιπές Πληροφορίες (κατα περίπτωση ) 

Δεν εφαρμόζεται 

ν.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξής : 20/05/2005. 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ 
Για λογαριασμό και κατ’ εξουσιοδότηση της ΔΕΗ Α.Ε. 


* Πεδίο μη απαραίτητο για τη δημοσίευση της προκήρυξης 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(33) 

Στο υπ’ αριθμ. 8 περιεχόμενο που δημοσιεύθηκε οτο 
ΦΕΚ130/ΔΔΣ/15.4.2005 επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: 
Στη δεύτερη στήλη (σελ. 2097) και στον 5ο και 6ο στοί¬ 


χο από την αρχή, από το λανθασμένο «αναδόχου κατα¬ 
σκευής ταυ έργου: Ανακαινίσεις οδών Νοτίου Διαμερί¬ 
σματος πόλεως» στο ορθό «αναδόχου κατασκευής του 
έργου: Συντήρηση οδών Αρκτικού Διαμερίσματος». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




